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التعديلات والتغييرات 
5 !»+ 3100 80101511111115 


1 المخططات الإضافية: (1295/ئات:0) كمداط أهره0161ل60 
يمكنء . من وقت إلى آخرء أن يقدم المهندس مخططات إضافية لمخططات العقد وذلك لإيضاح أقسام معينة 
أو خاصة من العملء؛ ويكون لهذه المخططات الإضافية نفس الأثر الذي يكون لمخططات العقد ذاته من حيث 
ضبط العقد وتنفيذه. وهذه المخططات الإضافية لا تغير العمل المنصوص عليه في العقد بل توضحه 
وتشرحه. 
1 تعديل كميات العقد: 8071051111601 0103111165 ]30 أده 
تعتبر الكميات المقدرة في جدول الكميات أو الكشوف التقديرية لمختلف الأعمال المطلوبة في العقد 
كأساس تقريبي فقط قابل للزيادة أو النقصان حسب مقتضيات العمل أثناء التنفيذ. وتتم محاسبة المقاول 
على أساس الكميات الحقيقية المقاسة التي ينجزها فعلآً في موقع العمل لكل من الأعمال المطلوبة منه 
بموجب العقد. 
1 زيادة الكميات أو إنقاصها: 
يجوز للمهندس زيادة بعض كميات الأعمال المتعاقد عليها أو إنقاصها بنسبة لا تتجاوز 309 لكل بند من 
أعمال العقد. بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد الأساسي ودون الحاجة إلى إجراء عقد جديد, 
على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقصان نسبة 2590 من القيمة الإحمالية للعقدء وذلك بموجب أمر 
تكليف يصدره المهندس إلى المقاول بموافقة الإدارة. 
1 المدة الإضافية: 
يمنح المقاول في حال زيادة الكميات عن تلك المتعاقد عليها مدة إضافية تتناسب مع طبيعة هذه الزيادة 
ومقدارها وذلك من أجل هذه الزيادة فقط. 
1 صلاحية التعديل: 
يحق للمهندس بموافقة الإدارة طلب إجراء أي تعديل أو تصحيح أو حذف أو إضافة على الأعمال المطلوبة 
في العقدء. سواء . أدى ذلك إلى نقص أو إلى زيادة في كميات تلك الأعمال المقدرة. ويترتب على المقاول 
في جميع الأحوال أن يقوم بتنفيذ كافة طلبات التعديل التي تطلب منه بموجب أوامر خطية أثناء سير العمل 
دون تأخير. ويحق للإدارة في حال تأخر المقاول عن تنفيذ هذا التعديل خلال المدة المحددة له؛ أن تقوم 
بهذا التعديل على نفقته وتحسم ما تنفقه في هذا السبيل من استحقاقاته مهما بلغت تكاليف ذلك. 
1 مصوافقة الإدارة على التعديل: 
يجب على المقاول عدم إجراء أي تعديل في أي جزء من أعمال العقد المطلوبة في المخططات 
والمواصفات الفنية وقائمة الكمياتء إلا إذا تم ذلك استناداً إلى طلب خطي أو موافقة خطية من قبل 
المهندس بموافقة الإدارة. 
- إن كل تعديل يجريه المقاول في أي جزء من أعمال العقد دون الحصول على موافقة المهندس على 
ذلك؛: يخول المهندس الحق برفضه أو طلب تصحيحه بالشكل المطلوب على نفقة المقاول مهما بلغت 
التكاليف, كما يخوله الحق إذا وجد أن بالإمكان إبقاءه دون تصحيح: اعتباره تبرعاً وعدم دفع أي شيء عنه 
للمقاول عند إجراء الحساب. 

- إذا اقتضت التعديلات أثناء العمل هدم أو إزالة أو إجراء تبديل في أي عمل تم إنجازه وفق أحكام العقد, 
فيترتب على الإدارة أن تدفع للمقاول ثمن الجزء المهدم أو تكاليف التبديل اللازم. 
1 الأعمال الإضافية غير الواردة في العقد (أمر التغيير): ,©0170 3006© 
1 الحق في التغيير: 
عندما يتطلب تنفيذ الأعمال القيام بأعمال إضافية لم تلحظ في العقدء أو تغيير مصادر وأنواع بعض المواد 
الملحوظة فيه: أو حذف بعض الأعمال في العقد شريطة عدم التعاقد لتنفيذها مع مقاولين آخرين أو 1 
تنفيذها بالأمانة. فللمهندس أن يطلب من المقاول تقديم الاقتراحات المناسبة لتنفيذ هذه التغييرات: أو أن 
يطلب منه تنفيذها بعد الحصول على موافقة الإدارة. 
وفي حال الضرورة على المقاولك أن يباشر فوراً بتنفيذ العملء ويتم تحديد أسعار هذه الأعمال بالاتفاق بين 
الإدارة والمقاول وفق ملحق عقد أو على أساس حساب القوة العاملة (بالأمانة). ولا يحق للمقاول تنفيذ أي 
عمل إضافي غير وارد في العقد دون الحصول على موافقة المهندس المقترنة بمصادقة الإدارة على هذا 
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1 ملحق العقد: 
هو اتفاق خطي مشترك بين الإدارة والمقاول يتم بموجبه الاتفاق على أسعار الأعمال غير الواردة في 
العقد, أو أسعار أعمال العقد التي تجاوزت النسب المذكورة في المادة (1.2.9.1). ويمكن ان ينص هذا 
الاتفاق على تنفيذ جزء من الأعمال أو جميعها بالأمانة من قبل المقاول. كما يبين ملحق العقد أية تعديلات 
في مدة العقد. 
يصبح ملحق العقد بعد تصديقه جزءاً من العقد الأصلي. حيث يخضع لجميع المواصفات العامة أو التكميلية أو 
الخاصة التي يخضع لها العقد الأصليء ما لم يتفق على خلاف ذلك. 
1 حساب القوة العاملة (التنفيذ بالأمانة): 1 
إذا لم تقم الإدارة بتكليف المقاول بالأعمال الإضافية على اساس ملحق عقد على النحو المذكور في 
المادة (2.3.9.1) السابقة. فللإدارة تكليف المقاول بالقيام بهذه الأعمال لحسابها مقابل عمولة لا تزيد عن 
0 من مجموع النفقات الحقيقية التي يتطلبها تنفيذ الأعمال: أو تكليف فريق ثالث بالقيام بهذه الأعمال: 
وعلى المقاول عندئذ تقديم جميع التسهيلات والمساعدات اللازمة للفريق الثالث خلال قيامه بتنفيذ 
الأعمال الإضافية. 
1 هندسة القيمة: 100اع201116ط عباادلا 
1 عاام: 
- تهدف دراسة هندسة القيمة إلى تخفيض التكاليف عن طريق إيجاد بدائل أو أساليت غير تلك الواردة في 
العقد. على أن تؤدي تلك البدائل ن نفس الوظائف المطلوية وبنفس الجودة ومستوى الأداء أو أفضل منهاء 
ودوت الإضرار بأية خصائص أساسية أخرى مثل العمر التشغيلي والموثوقية ونفقات التشغيلٍ وسهولة 
الصيانة. وقد يتطلب اعتماد البدائل تعديلات أو تغييرات في المخططات أو التصاميم أو المواصفات, أو أي من 
متطلبات العقد. 

- تشمل التكاليف التي تهدف دراسات هندسة القيمة إلى تخفيضها تكاليف أعمال الإنشاء أو الصيانة أو 
التشغيل. 

- على المقاول المبادرة إلى تطوير وتقديم اقتراحات هندسة القيمة إلى المهندس لدراستها واعتمادهاء 
على أن يتم تعريف الاقتراح المقدم بأنه مبني على أساس دراسات هندسة القيمة تحديداً. 
1 اقتراحات المقاولك: 
يتم النظر في العروض الناشئة عن اقتراح هندسة القيمة بنفس الطريقة المعتمدة لمعالجة أية تعديلات أو 
تغييرات في العقد كما هو وارد في الفقرة (2.9.1) والفقرة (3.9.1). ويجب على المقاول أن يقدم مع كل 
اقتراح كحد أدنى المعلومات التالية: 
1 إفادة بانه اقتراح ناشئ عن هندسة القيمة. 
2 وصف للاقتراح. 
3 قائمة مفصلة بمتطلبات العقد التي يجب تغييرهاء وتوصية تحدد كيفية تنفيذ كل تغيير منها. 
ّ تقدير قيمة التخفيض في تكاليف الإنجاز التي ستتحقق من تبني الاقتراح. 

الآثار المتوقعة للتغييرات المقترحة على التكاليف الأخرى التي تتكبدها الإدارة. 

: حدول زمني لتنفيذ الاتفاق على أنتشاتسن الاقتراح المقدم. بغية الحصول على الحد الأقصى من 
التخفيضات في التكلفة خلال تنفيذ الجزء المتبقي من العقد ومبررات وضع هذا الجدول الزمني. 
7 بيان يوضح اثر تنفيذ الاقتراح على الفترة المقررة لإنجاز المشروع. 
1 الدراسة والموافقة: 
لا تكون الإدارة مسؤولة عن أي تأخير في دراسة أي اقتراح يتم التقدم به. ويجوز للمقاول أن يسحب كليآ أو 
جزئيآ أيآ من اقتراحات هندسة القيمة المقدمة التي لا يتم قبولها خلال الفترة الزمنية المحددة في الاقتراح. 
ويتم إشعار المقاول خطياً بقرار الإدارة قبول أو رفض كل اقتراح من العروض المقدمة على أبتَنَاسّن هندسة 
القيمة بموجب الأحكام الواردة في هذه المواصفات العامة. 
1 تعديلات العقد والدفع: 
- عند قبول أي اقتراح من اقتراحات هندسة القيمة: يتم تنفيذ التعديلات الضرورية في العقد بموجب اتفاق 
ينص على إدخال تعديلات منصفة في الأسعار تعطي كلاً من المقاول والإدارة حصصاً من صافي الوفر الناتج 
عن ذلك. وما لم يتم تنفيذ الاقتراح بإدخال مثل تلك التعديلات في العقدء فإنه يجب على المقاوك الاستمرار 
في أداء التزاماته وفقآ لشروط العقد القائم. 
- يجب أن يحدد الاتفاق القاضي بتنفيذ التعديلات اللازمة في العقد صافي الوفر المتفق عليه, وأن ينص 
على إدخال هذه التعديلات في سعر العقدء وعلى توزيع الوفر الصافي بين الإدارة والمقاول بالنسب 
المحددة في شروط العقد. 
- يتم حسم جميع التكاليف التي تكبدها المقاول بالقدر المعقول نتيجة تطوير اقتراح تخفيض التكلفة وتنفيذ 
التغييرات. بما في ذلك أية تكاليف زائدة تتكبدها الإدارة نتيجة لتنفيذ التغييرات موضوع الاقتراح. من إجمالي 
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الوفر في التكلفة. وتحتفظ الإدارة بحقها في أن يتضمن الاتفاق أية شروط تراها مناسبة لدراسة اقتراح 
تخفيض التكلفة واعتماده والموافقة عليه. 

- تغطي حصة المقاول من الوفر الصافي كامل التعويضات المستحقة له من جراء تنفيذ جميع التغييرات 
بموجب هذا الاتفاق. وعند قبول الإدارة اقتراحاً لتخفيض التكلفة, فإن أية قيود يضعها المقاول على تنفيذ 
هذا الاقتراح أو الإفصاح عن المعلومات المقدمة ضمن الاقتراح تصبح لاغية. ويكون للإدارة بعد ذلك الحق في 
استعمال أو نسخ, أو الإفصاح جزئيآ أو كلياً عن أية بيانات تكون لازمة للاستفادة من الاقتراحخ في هذا 
المشروع: أو في أي من المشاريع الأخرى للإدارة. 
1 تعديل مدة العقد: 1 
إن أي وفر في مدة العقد الناتجة عن الموافقة على اي من اقتراحات هندسة القيمة ستؤدي إلى تعديل 
ممائل في المدة المحددة لإنجاز العقد. ويكون هذا الوفر لصالح الإدارة. 
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